Tableau  des  Ponderateurs  du  S.D.P 


camion 

Coffrage 

Dumper 

Echafaudage 

Grue 

Petit  materiel 

Tractopelle 

Vibreur 

Chef  d'equipe  2eme  echelon 

Manoeuvre  ordinaire 

Ouvrier  qualifie  2eme  categorie 

Acier 

Brique  a 12  trous  a plat 

Briques  Platrieres 

Mortier  dose  a 350  kg/m3 

beton  dose  a 350  kg/m3 

HOURDIS  DE  33*30*16 

N° 

Article 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

ml 

mo 

mo 

mo 

Mx 

mx 

mx 

mx 

mx 

mx 

1 

FOUILLE  EN  PLEI 

0,2 

0 

0,2 

0,8 

2 

BETON  ARME  EN  FOND 

8 

1 

0,1 

0,3 

1 

10 

5 

110 

1 

3 

BETON  arme  en  elev 

10 

0,5 

2 

0,3 

1 

12 

6 

130 

1 

4 

1 l—AAl  N 1 II 11 

TRADITIONNE 
L EN  CORPS 

1 

0,01 

0,1 

0 

0,3 

1,6 

0,7 

7 

0,09 

10 

5 

DOUBLE  CLOISON  DE  35  cm 

1 

0,1 

0,2 

0,1 

1,6 

0,9 

1 

0,023 

0,017 

0,053 

6 

Cloison  de  25  cm 

1 

0,05 

0,2 

0,1 

1,2 

0,7 

0,023 

0,043 

7 

Cloison  de  10  cm 

1 

0,05 

0,1 

0,1 

0,7 

0,4 

0,017 

0,010 

DEVIS  ESTIMATIF 


1ST 

Designation 

u 

Quantite 

Prix  U 

Prix  T 

i 

Fouilles  en 
oleine 

m3 

500 

10,000 

5 000,000 

2 

Beton 
Arme  en 

m3 

600 

306,000 

183  600,000 

3 

Beton 
Arme  en 

m3 

1 500 

368,000 

552  000,000 

4 

Plancher 
Traditionne 
lie  (16+5) 

m2 

1 000 

35,000 

35  000,000 

5 

Double 
cloisons  de 

m2 

9 000 

29,000 

261  000,000 

6 

Cloisons  de 
0,25  m 

m2 

7 000 

20,000 

140  000,000 

TOTAL  GENERAL  HTVA 

1 176  600,000 

